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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 403 

10 Σεπτεμβρίου 2010 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ 

Αριθμ. 6003 

1. Ο Δήμος Δικαίου Κω προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» με προϋπολογισμό 697.949,10 ευρώ 
(με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από ερ¬ 
γασίες Οδοποιίας ως Εξής: 

1. Έργα χωματουργικά με προϋπολογισμό 21.080 € 
(δαπάνη εργασιών), 

2. Έργα οδοστρωσίας με προϋπολογισμό 115.310,30 € 
(δαπάνη εργασιών), 

3. Έργα ασφαλτικών με προϋπολογισμό 205.991,71 € 
(δαπάνη εργασιών), 

Κόστος Ασφάλτου 80.169,27 € ΓΕ & ΟΕ 95.866,96 € και 
απρόβλεπτα 65.737,36 €. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας, στην 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δικαίου στο Λινοπότι - 
Κως μέχρι τις 23/9/2010 με την καταβολή του ποσού 
των 10 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22420-48350, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 22420-48350, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία ο Οικονόμου Δημήτρης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/9/2010 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (Λήξη της υποβολής προσφο¬ 
ρών) στο Δημοτικό Κατάστημα στο Ζηπάρι-Κώ, με σύ¬ 
στημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1 η τάξη, στην 2 η τάξη ή 
και στην 3 η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για (έργα κατη¬ 
γορίας Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 


ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε¬ 
ων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/06 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας, 

4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 

.με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του 

Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν, 3669/08 («κυρία κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 11.663,11 ευρώ. 
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Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) 
μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή, τον Δήμο Δικαίου Νήσου Κω. 

Λινοπότης, 6 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΚΑΛΥΜΝΙΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

Αριθμ. 2669 

1. Ο Δήμος Αταβύρου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό 
μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«Βελτίωση Γηπέδου Ποδοσφαίρου Αγίου Ισιδώρου», 
προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης κατά τη μελέτη: 
126.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης 
και του Φ.Π.Α.). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία «Οικοδομικά», με προϋπολο¬ 
γισμό 106.452,80 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ,π.) από τα γραφεία της Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας Δήμου Αταβύρου, οδός Ολ. Καρπάθου 4β-Ρόδος, 
μέχρι τις 16-9-2010. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22410 75455, ΕΑΧ επικοινω¬ 
νίας: 22410 75477, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: 
Πωτόπουλος Νικόλαος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο'Εμπωνας 
Δήμου Αταβύρου στις 21-9-2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επι- 
μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 
β του Ν. 1418/84 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/85. 

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, από Α2 έως 2 η 
για επιχειρήσεις με έδρα εκτός Νομού και από Α2 έως 
2 η για επιχειρήσεις με έδρα εντός νομού έδρας και σε 
ένα δεύτερο της επιλογής τους για έργα κατηγορί¬ 
ας «Οικοδομικά». Επίσης γίνονται δεκτές Κοινοπραξί¬ 
ες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 
τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν συνολικά όλες τις 
ανωτέρω κατηγορίες με την αντίστοιχη τάξη πτυχίου 
ανά κατηγορία, με τις προϋποθέσεις της -παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει και της παρ. 10 
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 


5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 
2.129,06 ευρώ και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύ¬ 
ος των προσφορών είναι έξι μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Υπόκει- 
ται δε στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34 - 37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αταβύρου. 

Έμπωνα, 2 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

Αριθμ. 2670 

1. Ο Δήμος Αταβύρου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό 
μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου στο Δ.Δ. Μονόλιθου», 
προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης κατά τη μελέτη: 
436.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης 
και του Φ.Π.Α.). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία «Υδραυλικά», με προϋπολογισμό 
364.721,76 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλ,π.) από τα γραφεία της Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας Δήμου Αταβύρου, οδός Ολ. Καρπάθου 4β-Ρόδος, 
μέχρι τις 23-9-2010. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22410 75455, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας: 22410 75477, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: 
Γιωτόπουλος Νικόλαος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο'Εμπω- 
νας Δήμου Αταβύρου στις 28-9-2010, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 4 πα¬ 
ράγραφος β του Ν. 1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 
609/85. 

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, από 1 η έως 2 η 
για επιχειρήσεις με έδρα εκτός νομού ή στην τάξη 1 η 
έως 3 η για επιχειρήσεις που έχουν έδρα στο νομό ή 
αυτός είναι δεύτερη επιλογή τους, για έργα κατηγο¬ 
ρίας «Υδραυλικά». Επίσης γίνονται δεκτές Κοινοπραξί¬ 
ες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 
τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν συνολικά όλες τις 
ανωτέρω κατηγορίες με την αντίστοιχη τάξη πτυχίου 
ανά κατηγορία, με τις προϋποθέσεις της - παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει και της παρ. 10 
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 
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β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 
7.294,44 ευρώ και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύ¬ 
ος των προσφορών είναι έξι μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Υπό- 
κειται δε στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο 
του άρθρου 27 -παρ. 34 - 37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 
Α/24-8-93). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αταβύρου. 

Έμπωνα, 2 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Αριθμ. 102728 

Το «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γ ενικό Νοσοκομείο Πειραιά, θα διενερ¬ 
γήσει τους πιο κάτω διαγωνισμούς: 

1) Την 1-11-2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, δημό¬ 
σιο, διεθνή, ανοικτό, διαγωνισμό για την προμήθεια υγει¬ 
ονομικού υλικού διαφόρου, (Νο 47/2010), προϋπολογισμού 
1.071.168,00 € και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

2) Την 3-11-2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ, δη¬ 
μόσιο, διεθνή, ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια 
διαφόρων ραμμάτων, (Νο 48/2010), προϋπολογισμού 
250.760,00 € και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

3) Την 4-11-2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., δημόσιο, 
διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια συραπτι- 
κών, ( Νο 46/2010), προϋπολογισμού 680.490,00 €, και με 
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

4) Την 5-11-2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ., δη¬ 
μόσιο, διεθνή, ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια μο¬ 
σχευμάτων (Νο 49/2010), προϋπολογισμού 500.775,00 € και 
με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

5) Την 8-11-2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ., δημόσιο, 
διεθνή ανοιχτό, διαγωνισμό για την προμήθεια Λαπαρο- 
σκοπικών (Νο 51/2010), προϋπολογισμού 1.065.700,00 € και 
με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

Διακηρύξεις θα δίνονται με την καταβολή #20€# κάθε 
εργάσιμη ημέρα από το Γ ραφείο Προμηθειών, από τις 
08:00 έως 14:00. 

Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Το Τοπ. Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Παγκρατίου διενεργεί Δη¬ 
μόσιο Ανοικτό διαγωνισμό, στις 14/10/2010 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 13:30 π.μ., με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου συνεργείου 
καθαριότητας, του κτιρίου όπου στεγάζονται, το Τοπ. 
Υποκ/μα και η Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Παγκρατίου (7.615,84 


τ.μ.), καθώς και του κτηρίου που στεγάζεται ο Υγειονο¬ 
μικός Σταθμός Καισαριανής (400τ.μ.), σύνολο 8.015,84 
τ.μ.. για χρονικό διάστημα 1 έτους. 

Προϋπολογισμός: Πιθανή δαπάνη #158.833,58# ευρώ- 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών: στις 
14/10/2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. 

Ο παραπάνω διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία 
του Υποκ/τος ΙΚΑ -ΕΤΑΜ Παγκρατίου, Κόνωνος 54-56 
- 5 ος όροφος - γρ. Γραμματείας -τηλέφωνο: 210-7575830, 
αρμόδια υπάλληλος (Αναγνωστοπούλου) που δίνονται 
περισσότερες πληροφορίες. 

Επιβάρυνση Δημοσίου. 

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Αριθμ. 2490 

Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων διενεργεί ανοικτό 
διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ολο¬ 
κληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων 
και καταλοίπων φορτίου πλοίων, που προσεγγίζουν τη 
θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου 
Νομού Χανίων (υπηρεσίες). Η ημερομηνία λήξης υπο¬ 
βολής των αιτήσεων είναι η 16-11-2010 και ώρα 10:00, 
(ταχυδρομική υποβολή έως 15-11-2010 και ώρα 14:00), η 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 16-11- 
2010 και ώρα 10:00. 

Ο προϋπολογισμός για το σύνολο των εργασιών θα 
κυμανθεί μεταξύ 400.000€ και 500.000 €. Το είδος των 
αποβλήτων - καταλοίπων των πλοίων και οι αντίστοιχες 
εργασίες περισυλλογής τους διακρίνονται, σε, υγρά 
κατάλοιπα και στερεά κατάλοιπα. 

Στο διαγωνισμό θα δοθούν αναλυτικές προσφορές, ξε¬ 
χωριστά για κάθε είδος εργασιών (υγρά και στερεά). 

Κάθε συμμετέχων μπορεί να δώσει προσφορά για 
ένα ή και για τα δύο είδη εργασιών. Ειδικοί περιορισμοί 
συμμετοχής: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί 
ή κοινοπραξίες, που έχουν τουλάχιστον 24 μήνες συ¬ 
νεχούς αποδεδειγμένης εμπειρίας, στην εκτέλεση ερ¬ 
γασιών παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών 
υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων 
και που διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, στε- 
λέχωση και τις αντίστοιχες με τις απαιτούμενες κατά 
περίπτωση άδειες στην χώρα δραστηριότητας τους. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι, για τις εργασίες υγρών 
καταλοίπων 15.000 €, για τις εργασίες στερεών κα¬ 
ταλοίπων 10.000 € και για το σύνολο των εργασιών 
25.000 €. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφο¬ 
ρά είναι η 17-5-2011. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές 
προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από την είσπραξη 
λιμενικών τελών παράδοσης αποβλήτωνν πλοίων. 

Η διακήρυξη εστάλη στην ΕΕΕΚ την 3-9-2010. 

Η παραλαβή του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης 
γίνεται από τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Νομού 
Χανίων ή με αποστολή ταχυμεταφοράς (οουπθΓ) έως και 
την 12-11-2010 και ώρα 14:00. Περισσότερα στοιχεία και 
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πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλέφωνο 
2821087901, ίαχ: 2821087900, θ-πιαίΙ: ΙΙηχ@οίθΠθΙ· 9 Γ, αρ¬ 
μόδιος υπάλληλος Σκουμπάκη Αρτεμησία προϊστάμενη 
στην Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Νομού 
Χανίων. 

Χανιά, 6 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ 
-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Αριθμ. 7637 

Ο Δήμος Γεροποτάμου διακηρύττει ότι την 28 του 
μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ, (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δη¬ 
μαρχείο Γ εροποτάμου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημο¬ 
πρασία με το σύστημα: προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, Ν. 3263/04, Ν. 3212/03, 
Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατά¬ 
ξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό 
162.530,45 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων 
εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 
θεώρησης 31/2010 ανέρχεται στο ποσό των 162.530,45 € 
ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 
200.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα 
του Δήμου Γεροποτάμου στο Δημαρχείο Περάματος 
μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: Μεμονωμένες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένοι ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν άτι έχουν εκτελέσει 


έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θο συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας. 

με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 
ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου 
χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 
δηλαδή 3.300,00 ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστο¬ 
λή θα απευθύνεται προς το Δήμο ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ. Η 
ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα το απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έξι (6) ημε¬ 
ρολογιακοί μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
ΔΈ. Δήμου Γ εροποτάμου. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Γ εροποτάμου, αρμόδιος 
υπάλληλος X. ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ (τηλ.: 28343 40352 Φαξ: 28340 
22650) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πέραμα, 6 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Αριθμ. 7636 

Ο Δήμος Γεροποτάμου διακηρύττει ότι την 28 του 
μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο 
Δημαρχείο Γ εροποτάμου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δη¬ 
μοπρασία με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/08, Ν. 3263/04, Ν. 3212/03, 
Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατά- 
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ξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑΣ ΤΔ ΣΙΣΩΝ». Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋ¬ 
πολογισμό 124.423,33 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμε- 
νων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 
θεώρησης 31/2010 ανέρχεται στο ποσό των 124.423,33 € 
ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 
155.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα 
του Δήμου Γεροποτάμου στο Δημαρχείο Περάματος 
μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: Μεμονωμένες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε,), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν άτι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοιο με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτικά άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 

.με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 

16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 2.500,00 ευρώ 


και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Γεροποτάμου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 
210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα κάθε και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έξι (6) ημε¬ 
ρολογιακοί μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
ΔΈ. Δήμου Γ εροποτάμου. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Γ εροποτάμου, αρμόδιος 
υπάλληλος X. ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ (τηλ ■ 28343 40352 Φαξ: 28340 
22650) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πέραμα, 6 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

Αριθμ. 4560 

Ο Δήμος Μετσόβου έχοντας υπόψη τον Ν. 1418/84 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», τον 
Ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης Δημο¬ 
σίων έργων και άλλες διατάξεις», τον Ν. 2052/92, τον 
Ν. 2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις» τον Ν. 2940/2001, τον 
Ν. 2338/95, τον Ν. 2372/96, τον Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), τα 
Π.Δ. 472/85, 609/85,171/87, 286/94, 368/94, 402/96 και τις 
εγκυκλίους και κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν 
ή εκδίδονται σε εξουσιοδότηση τους, καθώς και κάθε 
άλλη σχετική διάταξη που ισχύει σήμερα, προκηρύσσει 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί με 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τους όρους 
των Ν. 1418/84 και Ν. 3263/04 και συγκεκριμένα με το 
σύστημα ανοικτή δημοπρασία με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) του 
έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΑΝΗΛΙ¬ 
ΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 289.256,20€ χωρίς το 
Φ.Π.Α. 

Αρνητικές εκπτώσεις δεν γίνονται δεκτές, επί ποινή 
αποκλεισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έρ¬ 
γου είναι: 355.785,13€ και πηγή χρηματοδότησης είναι 
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(αριθ. εναρ. έργου 2010ΕΠ01880018ΣΑΕΠ). Το έργο είναι 
ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙ¬ 
ΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» και 
συγχρηματοδοτείται κατά 78,90% από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 
21,10% από Εθνικούς Πόρους. Προκαταβολή δε θα χο¬ 
ρηγηθεί. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατά¬ 
στημα του Δήμου Μετσόβου (Ν.Χ. Αβέρωφ 2, 44 200,1 ος 
όροφος) την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 





6302 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφο- 
νται. Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊστάμενη Αρχή. 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2,1η, 2η, 3η τάξη (σύμ¬ 
φωνα με τα όρια που ισχύουν) για έργα κατηγορίας 
υδραυλικών με Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργολη¬ 
πτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η, 2η, 3η 
τάξη (σύμφωνα με τα όρια που ισχύουν) για έργα κα¬ 
τηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών υπό πίεση. Δικαίωμα 
συμμετοχής εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η, 2η, 3η τάξη 
έχουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις με έδρα εντός του 
νουού. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις με έδρα εκτός του 
νομού έχουν δικαίωμα συμμετοχής εφόσον ανήκουν 
στην Α2,1η, 2η τάξη. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊ¬ 
κής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίση¬ 
μοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κα¬ 
τηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊ¬ 
κής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια 
ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμε- 
νο. 

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων σε οποι- 
ονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του 
άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3668/08 (ΚΔΕ). Κάθε εργοληπτι¬ 
κή επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο 
κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

2. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε 5.648,63€ (πο¬ 
σοστό 2% του προϋπολογισμού δαπάνης, χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και ΦΠΑ) και πρέπει να απευθύνεται προς τον 
Δήμο Μετσόβου και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων 
ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει 
στο Δημόσιο. Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές δεν 
επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος μικρότερη από 
έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

3. Ορίζεται όριο ποσοστού έκπτωσης 12%, πάνω από 
το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκο¬ 
μίσει, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4. Τα τεύχη δημοπράτησης θα παραλαμβάνουν οι ενδι¬ 
αφερόμενοι (αντί αντιτίμου 20 ευρώ) όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Μετσόβου 


το αργότερο μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την διεξαγωγή της δημοπρασίας. 

5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Μετσόβου. 

Μέτσοβο, 6 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΦΕΑΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Αριθμ. 6047 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου προκηρύσσει Δημό¬ 
σιο Ανοιχτό Επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμή¬ 
θεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ για τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου. 

Πιστώσεις 2010-2011: Κ.Α.Ε. 1311 

Κριτήριο κατακύρωσης: την χαμηλότερη τιμή 

Προϋπολογισθείσας δαπάνης: #32.146,07€ # € συμπε¬ 
ριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Απόφαση έγκρισης της Ε.Π.Υ.: τα με αρ. 8/25-5-2010 
και 19/13-7-2010 Πρακτικά της Επιτροπής Προμηθειών 
Υγείας με το οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδια¬ 
γραφές και η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
του διαγωνισμού. 

Αποφάσεις έγκρισης ΔΣ: 46/2/25.05.20)0 που επικυ¬ 
ρώθηκε η με αρ. 62/30-4-2010 Πράξη του Διοικητή και 
132/4/30-06-2010 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 13.10.2010 
Ημέρα Τετάρτη μέχρι τις 13:30μ.μ., στο Πρωτόκολλο που 
βρίσκεται στο Ισόγειο του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 14.10.2010 
Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 11:00 π.μ στην βιβλιοθήκη του Νο¬ 
σοκομείου. 

Ημερομηνία αποστολής στο Φ.Ε.Κ: 6.9.2010. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Δ/ξης στον 
Ελληνικό Τύπο: 10.9.2010 

Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. 
έως 14:00 μ.μ. στο τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου. 
Το τεύχη της διακήρυξης μπορούν να παραληφθούν 
από το γραφείο Προμηθειών του Γ ενικού Νοσοκομείου 
Ρεθύμνου τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:00 π.μ. έως 
τις 13:00 μ.μ. Τηλ. 28310-87201 ή από την ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου νννννντθΙηγηηποΙτοερΙΙαΙ.ρΓ. 

Ρέθυμνο, 6 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) 

Αριθμ. Δ10/22192 οικ. 

1.Η Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Ατ¬ 
τικής (Δ10) προκηρύσσει, ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου «Καθαρισμός-συντήρηση-κοτασκευή 
φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών όμβριων - απο¬ 
κατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Περιφέρεια 
Αττικής. Εργολαβία I», με προϋπολογισμό 750.000,00 
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ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο ανήκει στην κατηγορία 
των Υδραυλικών'Εργων. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας στην 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας 38 στον 2° όροφο, μέχρι και τις 
7.10.2010, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον πρώην υπουργό 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-8211449, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 210-8211994. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/10/2010, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) 
στα γραφεία της Δ/νσης Υδραυλικών'Εργων Περιφέ¬ 
ρειας Αττικής (Δ10) της Γενικής Γραμματείας Δημο¬ 
σίων Έργων του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., Λεωφ. Αλεξάνδρας 38 
στον 1° όροφο και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του 
Ν. 3669/08(ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΥΠΟ. 
ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1 η , 2 η , 3 η , τάξη για έργα 
κατηγορίας Υδραυλικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε¬ 
ων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε, ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 14.840,00 ευρώ 
και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 
1984 ΣΕ 07600005 της ΣΑΕ 076) και υπόκειται στις κρα¬ 


τήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμ- 
βανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 
34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93). Προκαταβολή 
δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί με 
μέριμνα της Δ/νσης Υδραυλικών'Εργων Περιφέρειας 
Αττικής (Δ10). 

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2010 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής Δ10 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
Αριθμ. 11432 

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας προκηρύσσει την διενέρ¬ 
γεια ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ» 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κασσάνδρας. 

Κασσάνδρεια 630 77, τηλ. 2374350100, φαξ. 
2374023902 

Προϊσταμένη Αρχή: η Δημαρχιακή Επιτροπή (Δ.Ε.) για 
τις προσυμβατικές διαδικασίες και το Δημοτικό Συμβού¬ 
λιο (Δ.Σ.) για τις μετασυμβατικές διαδικασίες: 

Κασσάνδρεια 630 77, τηλ.23743501 12, φαξ. 23743501 
09, θ-πΐ3ίΙ:ΙθθΙ<35@θΐΘηθ1.9Γ 

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κασ¬ 
σάνδρας, Κασσάνδρεια 630 77, τηλ. 2374350117, φαξ 23 
743501 09 

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Οικισμός Φούρκας 

Χαρακτηριστικά του έργου : Επίστρωση με έγχρωμους 
κυβόλιθους της κεντρικής κυκλοφοριακής αρτηρίας του 
οικισμού Φούρκας δημιουργώντας έναν διαμήκη πυρήνα, 
ενώ εκατέρωθεν επιστρώνεται με χονδρόπλακες κανο¬ 
νικές και ακανόνιστες. Η ανισοσταθμία στις επιστρώσεις 
είναι 5 εκατοστά και διαχωρίζει την πλακόστρωση με 
χονδρόπλακες (ψηλότερη στάθμη) από αυτήν με τον 
κυβόλιθο (χαμηλότερη στάθμη). 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 365 ημερολογιακές 
ημέρες 

Προϋπολογισμός του έργου: 825.541,84 € (με αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.) 

Συνοπτικά αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεί: 

Δαπάνη εργασιών: 455.959,40 €, Γ ενικά έξοδα και όφε¬ 
λος εργολάβου: 127.668,63 €. 

Απολογιστικές εργασίες (προμήθεια ασφάλτου): 0 €. 
Απρόβλεπτα: 87.544,20 €. 

Αναθεώρηση: 0 €, Φ.Π.Α.: 154.369,61 €. 

Εφαρμοστέα νομοθεσία εκτέλεσης της σύμβασης: 

Ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νο¬ 
μοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ). 

Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή όπως ειδικό¬ 
τερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν 3669/08. 

Προθεσμία υποβολής αίτησης λήψης τευχών δημο- 
πράτησης: Μέχρι και την Πέμπτη 24.9.2010 

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Ορίζεται η 28/9/2010, 
ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορί¬ 
ζεται η 10:00 π.μ. 

Διεύθυνση υποβολής προσφορών: Δημαρχείο Κασ¬ 
σάνδρας, Κασσάνδρεια 630 77. 
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Γλώσσα διαδικασίας: Επίσημη γλώσσα της διαδικα¬ 
σίας είναι η Ελληνική. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1 Γ ή 2 η , ή 3 η (με δη- 
λούμενη έδρα ή ως δεύτερο Νομό τον Ν. Χαλ/κής) τάξη 
για έργα κατηγορίας οδοποιίας, στην Α2, ή 1 η ή 2 η (με 
δηλούμενη έδρα ή ως δεύτερο Νομό τον Ν. Χαλ/κής) 
τάξη για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά κα¬ 
θώς και στην Α2, ή 1 η , ή 2 η τάξη για έργα κατηγορίας 
οικοδομικά 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Ορ¬ 
γανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), ή οικονομικοί φορείς από 
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει Ευρωπαϊκές 
Συμφωνίες με την Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, στα 
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς 
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες 
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει. 
παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρα- 
τούμενο. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας . 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/08. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α1 τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΗΛΜ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του ν. 3669/08. (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). 

Απαιτούμενες Εγγυήσεις : Εγγυητική Επιστολή Συμμε¬ 
τοχής, στο ποσό των, 13.424,00 € η οποία θα ισχύει το 
λιγότερο για διάστημα 6 μηνών και 30 ημερολογιακών 
ημερών. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (6) μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Δήμου 
Κασσάνδρας με το ποσό των 200.000 € για το έτος 2010 
ενώ το ποσό των 625.541,84 € θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του έτους 2011 και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά. 

Λοιπές πληροφορίες: Συμπληρωματικές πληροφορίες 
και διευκρινίσεις για το διαγωνισμό θα παρέχονται από 


την Διευθύνουσα Υπηρεσία , το αργότερο δύο (2) εργά¬ 
σιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφο¬ 
ρών, (Αρμόδιοι Γλαβίνα Μαγδαληνή, τηλ. 2374350112). 
Κόστος τεύχους 15 €. (τρόπος απόκτησης: μετρητά στο 
όνομα της αναθέτουσας αρχής). 

Κασσανδρεία, 6 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΝΕΛΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 0-3249 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Αργολίδας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕ1Σ- 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ», Χρήσης 2010, 
Πρ/σμού: 813.008,13 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
Οδοποιία με προϋπολογισμό 812.426,29 €, (δαπάνη εργα¬ 
σιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά, δαπάνη 
ασφάλτου, Γ.Ε. και Ο.Ε. ασφάλτου). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας: Δ.Τ.Υ, 
Ν.Α. Αργολίδας, Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου, 
21100 Ναύπλιο) μέχρι τις 23-9-2010. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπο 
Β'. 

Πληροφορίες 2752-360444, Εεχ: 27520-22643, αρμόδια 
υπάλληλος για επικοινωνία: Μαριάννα Τσαούση. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 
2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) Το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (5) του 
Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.)]. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τη¬ 
ρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 
2η και 3η τάξη Πτυχίου για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
και με έδρα το Νομό και ένα δεύτερο Νομό που αναφέ- 
ρεται στην βεβαίωση εγγραφής εφόσον ανήκουν στην 2η, 
3η και 4η τάξη Πτυχίου για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 16.249,00 € και 
ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών από 
την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες, 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΙΔΙΩΝ ΠΟ¬ 
ΡΩΝ. Προκαχαβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη. 

Ναύπλιο, 6 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Νομάρχης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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(14) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
736 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. Φ916.8/270/3126 Σ. 1183 

Η 736 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων κάνει γνωστό 
ότι την 12η Οκτωβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ. θα πραγματοποιηθεί ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός 
διαγωνισμός, σύμφωνα με το άρθρο 4 (β) του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανά¬ 
δειξη μειοδότη για την κατασκευή του έργου: 

«Κατασκεύη Ειδικού Εργου στην ΠΕ/80 ΑΔΤΕ» 

Προϋπολογισμού 165.148,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) 

Δεκτές: Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων 
που ανήκουν στη Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Η/Μ. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της 736 
ΔΣΕ στο Στρδο ΣΑΚΕΤΤΑ Α' στο Βύρωνα Αττικής. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.827,00€ με χρό¬ 
νο ισχύος 6 μήνες και 30 ημέρες από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε έξι μή¬ 
νες. 

Έντυπα προσφορών, πλήρη διακήρυξη, τεύχη δημο¬ 
πράτησης και πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα 
Μελετών της 736 ΔΣΕ στο Στρδο ΣΑΚΕΤΤΑ Α' στο 
Βύρωνα Αττικής (τηλ. 210.7675466) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες μέχρι και την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 
2010 . 

Τιμή τεύχους 30 Ευρώ. 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Διευθυντής 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Αριθμ. 107648 

Ι.Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. και Δά¬ 
νειων). 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμη¬ 
θειών 

Γραφείο Νο 507 

Ακαδημίας 40 Αθήνα, Τ.Κ. 101 74. 

Τηλέφωνο 213 21 16 432 Φαξ: 210-3630110. 

2. Επαναληπτικός Διαγωνισμός: Ανοικτή διαδικασία, 
χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προ¬ 
διαγραφών, με σύντμηση προθεσμίας σε δεκαεπτά (17) 
ημέρες 

3. Αρ. Διακήρυξης: 107627/2010 

4. Είδος: Προμήθεια και εκτύπωση εντύπων και δια¬ 
χειριστικών βιβλίων. 

5. Προυπολογισθείσα Δαπάνη: ευρώ ογδόντα χιλιάδες 
(80.000,00) πλέον ΦΠΑ 

6. Τόπος παράδοσης: μεταξύ Τ.Π. και Δανείων και ανα- 
δόχου, θα καταρτισθεί γραπτή σύμβαση, 

7. Τόπος παράδοσης: α) Κεντρική Υπηρεσία του Τ .Π. 
και Δανείων, Ακαδημίας 40 Αθήνα και β) τα Γραφεία 
Παρακαταθηκών μέσω ΕΛΤΑ, 

8. Χρόνος Παράδοσης: Σε σαράντα (40) ημερολογιακές 
ημέρες για τα υποδείγματα 62, 63 και 70 και εξήντα (60) 


ημερολογιακές ημέρες για τα υπόλοιπα έντυπα, από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

9. Υπηρεσία από την οποία απορεί να Ζητηθεί η διακή¬ 
ρυξη: Η αναγραφόμενη στο σημείο 1 (ώρες συναλλαγής 
8:30 - 14:00). 

10. Δ/νση στην οποία πρέπει να σταλούν οι προσφο¬ 
ρές: Η αναγραφόμενη στο σημείο 1. 

11. Γλώσσα: Ελληνική. 

12. Ημερομηνία ώρα και τόπος αποσφράγισης των 
προσφορών: 

28-9-2010, ημέρα Τρίτη, ώρα 12:00 μ.μ. Τ.Π. και Δανείων, 
Ακαδημίας 40, Αθήνα, 1 ος όροφος αίθουσα Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

13. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής: θα καλύπτει το 
5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι € 4.920,00. 

14. Χρόνος ισχύος των προσφορών: εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακές ημέρες. 

15. Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας: Χα¬ 
μηλότερη τιμή. 

16. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο 
των εντύπων και των ποσοτήτων της διακήρυξης. 

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Προϊστάμενος Γ ενικής Διεύθυνσης 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

-♦- 

(16) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
Αριθμ. 16144 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1. Του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημο¬ 
σίου». 

1.2. Του αρθ. 46 του Ν. 3801/09, ΦΕΚ Α' 63/4-9-2009. 

2. Τ ις αποφάσεις: 

1. Την υπ’ αριθμ. 18/21-6-2010 (Ο. 40°) απόφαση ΔΣ 
του ΓΝΧ περί έγκρισης διενέργειας του υπό προκήρυξη 
διαγωνισμού και της διακήρυξης. 

2. Τις λοιπές περί προμηθειών διατάξεις και αποφά¬ 
σεις, προκηρύσσουμε ανοιχτά τακτικό Διαγωνισμό, με 
γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 
«Αναλώσιμου Υλικού Μικροβιολογικών Εργαστηρίων», με 
κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή. Προϋπολο¬ 
γισμού 220.000,00€, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και οι οποίες 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ο διαγωνισμός 
θα διεξαχθεί κατόπιν κανονικής προθεσμίας πενήντα 
δυο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 5-11-2010 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο προμηθει¬ 
ών του Γ ενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας από την αρμόδια 
επιτροπή. 

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού την 4-11-2010 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Γενίκο 
Νοσοκομείο Χαλκίδας. Προσφορές που υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα 
δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρό¬ 
θεσμες. 
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Για την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών του 
Γ ενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, καθημερινά 8:00π.μ -14:00 
μ.μ. καταβάλλοντος το ποσό των 20,00 €. 

Χαλκίδα, 6 Σεπτεμβρίου 2010 

Η Διοικητής 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 
-♦- 

(17) 

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Αριθμ. 8753 

Το ΤΕΙ Λάρισας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
μειοδότη για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού 
για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος Μηχανικής 
Βιοσυστημάτων της ΣΤΕΓ. 

Ο προϋπολογισμός είναι 231.596,00 ευρώ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 
η 12-10-2010. 

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 
12-10-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. 

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 5% της προϋπολογιζό- 
μενης δαπάνης των ζητούμενων υλικών. 

Υπάρχουν προδιαγραφές. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι 120 ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προ¬ 
σφορές. Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίου Λογιστικού 
και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. Η πληρωμή θα γίνει από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του ΤΕΙ/Λ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες 
από Δευτέρα ως Παρασκευή στο τμήμα προμηθειών του 
ΤΕΙ Λάρισας, περ. οδός Λάρισας - Τρικάλων, Τ.Κ. 41110 
Λάρισα, τηλέφωνο 2410-684405 Μπούτλα Αναστασία και 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΙ/Λ [νννννν.ΙθίΙαΓ.ςΓ] 

Λάρισα, 3 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ 

-♦- 

08) 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Αριθμ. Γ29Φ/16 

Το Ιδρυμα Κοινοινικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο 
Ασφάλισης Μισθωτών διενεργεί δημόσιο ανοικτό επα¬ 
ναληπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή-των 
προμήθειας αντιδραστηρίων και αναλωσίμων ολικών 
με ταυτόχρονη μίσθωση αυτόματων αιματολογικών 
αναλυτών και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 6.188.241 € 
πλέον ΦΠΑ. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 
04/11/2010 και ώρα 10:00 π.μ. 

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά 
στην διακήρυξη. 


Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές που αναφέρονται 
στην διακήρυξη. Η χορήγηση ισχύει για χρονικό διά¬ 
στημα δύο (2) ετών με μονομερές δικαίωμα του ΙΚΑ- 
ΕΤΑΜ δωδεκάμηνης παράτασης. Το χρονικό διάστημα 
δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 03/05/2011. 
Γίνεται δεκτή μία εναλλακτική προσφορά. 

Η χρηματοδότηση γίνεται από τον προϋπολογισμό 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά από την Δ/νση Οι¬ 
κονομικών Υπηρεσιών. 

Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 8/9/2010. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες τη διακή¬ 
ρυξη δίδονται στο τηλ. 210 5238384, Ραχ: 210 5224461, 
αρμόδιος υπάλληλος Σακ. Χατζηστεφάνου, στη Δ/νση 
Προμηθειών και Χημ. Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τμήμα 
Φαρμακευτικού και Αναλ, Υγ. Υλικού, 3ος όροφος, γρΙΟ 
- Αγ. Κων/νου 16- ΤΚ10241. 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2010 

Η Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Κ. ΚΟΥΜΠΗ 
-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ 

Αριθμ. 8045 

1. Ο Δήμος Πλατέας Ημαθίας, προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκαταστά¬ 
σεις βλαβών δημοτικών οδών του Δήμου Πλατέος» με 
προϋπολογισμό «200.000,00 €». Το έργο ανήκει στην 
κατηγορία ΟΔΟΠΟίίΑ με προϋπολογισμό 162.601,63 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18%, απρόβλεπτο και 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικό τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Ελ. 
Βενιζέλου 2, 59 032, Πλατύ καθώς και οπό την ΤΥΔΚ 
Ν. Ημαθίας, Ίωνος 2, 59 100 Βέροια μέχρι την Πέμπτη 
23-9-10. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2331 0 21164, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2331021164, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
,Καρατζόγλου Γεώργιος και στο τηλέφωνο 2333 3 50316, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 2333064444, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Νικόλαος Βαμβακιάς. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 
2010, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής των προ¬ 
σφορών την 10 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Πλατέας, 
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών εκφρα¬ 
σμένο σε ακέραιες μονάδες επί τις εκατό, με έλεγχο 
ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμ¬ 
φωνα με το όρθρο 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, εφόσον ανήκουν 
στην Α2,1η και 2η (εντός νομού) τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και για τους οποίους δεν συντρέχουν 
λόγοι του κατωτέρου ορίου. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
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παρόμοια (ποιοτικό και ποσοτικό) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.205,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύ¬ 
ος των προσφορών είναι επτά (7) μήνες, 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2010 του Δή¬ 
μου Πλατέος. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Πλατύ, 7 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

Αριθμ. 10.595 

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης διακήρυσσει ότι θα διεξαχθεί 
επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης την 
χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙ¬ 
ΚΟΥ (ΣΤΟΥΡΝΑΡΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

1. Διεύθυνση φορέα προμήθειας: Δημάρχου Π. Πτωχού 
& Μεταμόρφ. Σωτήρος, 24 200 Μεσσήνη 

2. Αριθμός τηλεφώνου: 27223-60.100 

3. Αριθμός ΡΑΧ: 27220-22.752 και 22.612 

4. Σύστημα δημοπράτησης: Πρόχειρος διαγωνισμός 

5. Ως κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης θα είναι: 
η χαμηλότερη τιμή. 

6. Πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία του 
φορέα που εκτελεί 

τον διαγωνισμό στην διεύθυνση: Δημάρχου Π. Πτωχού 
και Μεταμόρφ. Σωτήρος, 24200 Μεσσήνη 

υπό των αρμοδίων υπαλλήλων: Ιωαν. Κότσος -Όλγα 
Αυγερινοπούλου 

στο τηλέφωνο: 27223- 60.138 και 60.130 

ΡΑΧ: 27220-22.752 και 22.612 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 14:30 
μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη 
ημέρα. 

7. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 30.504,00 € με Φ.Π.Α. 
23% 

8. Η εγγύηση συμμετοχής ορίσθηκε σε 5% και είναι 
κατ’ ελάχιστον: 1.525,20 € 

9. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίσθηκε 
σε ποσοστό 10 % επί της οικονομικής προσφοράς του 
διαγωνιζόμενου χωρίς το Φ.Π.Α. 

10. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην διεύθυνση Δη¬ 
μαρχείο Μεσσήνης Δημάρχου Π. Πτωχού και Μεταμόρφ. 
Σωτήρος, Μεσσήνη μέχρι την Πέμπτη 16-9-2010 με ώρα 
έναρξης 11:00 και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 
11:30 ή θα κατατεθούν μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη 
ημέρα και ώρα 14:30 ταχυδρομικώς και θα είναι γραμ¬ 
μένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. 

11. Τα τεύχη δημοπράτησης μπορούν να προμηθεύο¬ 
νται οι ενδιαφερόμενοι έως και την Τετάρτη 15-9-2010 
από τον Κότσο, ή την Αυγερινοπούλου τηλ. 27223-60.138 
και 130. 

12. Η δαπάνη δημοσίευσης τόσο της παρούσας όσο 


και της πρώτης δημοσίευσης του διαγωνισμού βαρύνει 
τον Ανάδοχο (αρ.46 του Ν.3801/2009). 

Μεσσήνη, 7 Σεπτεμβρίου 2010 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Αριθμ. 22787 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει ανοιχτό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑ¬ 
ΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2010», με πρρϋπολογισμό 490.000,00 € (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.). Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 397.384,18 € (δαπάνη ερ¬ 
γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κλπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας Λ. 
Μεσογείων 463, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Τ.Κ. 15343, μέχρι την 
23/9/2010. 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τον 
εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 6080224, Ραχ επικοι¬ 
νωνίας 210 6398778, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Π. Καραγιάννη ή Ν. Σκάνδαλος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/9/2010 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου του 
άρθρου 7 του Ν. 3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξη 1η και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν 
ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχής στο διαγωνισμό απαιτείται κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής 7.947,68 € και ισχύος του¬ 
λάχιστον 6 μήνες και 30 ημέρες από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος προσφορών θα είναι 6 
μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

β. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

Αγ. Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2010 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Αριθμ. 2428 

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές για την ανάδειξη μειοδότη, για την ανάθεση 
έργου: «Εργασίες ανακαίνισης-συντήρησης στο Περ/κό 
Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καβάλας», με το σύστημα «προσφο¬ 
ράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/1985, σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 του Ν. 3263/04, καθώς και των Ν. 1418/84, 
Ν. 3669/08 όπως ισχύουν σήμερα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καβάλα 12/10/2010, ημέρα 
Τρίτη καν ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), 
στα γραφεία των Δ/κών Υπηρεσιών του Περιφερειακού 
Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καβάλας (Φιλικής εταιρείας 6 - 1 ος 
όροφος, τ.κ. 65 403, τηλ: 2510-450564). 

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία οικοδομικών 
εργασιών, με προϋπολογισμό, ύψους: 65.573,00 €, 

Προϋπολογισμός έργου: 92.753,01 Ευρώ, χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α (23%). 

Εγγύηση συμμετοχής: 1.855,06 Ευρώ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις Εγγεγραμμένες στο 

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π). 

Απαιτούμενα πτυχία: 

α) Για έργα κατηγορίας #Οικοδομικά#, για τις εντός 
έδρας εταιρείες: Α2,1η 2η τάξη και για τις εκτός έδρας 
εταιρείες: Α2,1η τάξη. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις, αυτές που δικαιούνται συμμετοχή σύμφωνα 
με την Νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις. 

Συνιστάται στους ενδιαφερομένους εργολήπτες να 
προσέξουν ιδιαίτερα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία, όπως αυτά 
αναγράφονται στο εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ. 
Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β, όπως ισχύει σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής απευθύνεται προς το Ι.Κ.Α. 

- Ε.Τ.Α.Μ. 

Η παραλαβή τευχών θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέ¬ 
ρα από τα γραφεία των Δ/κών Υπηρεσιών του Περ/ 
κού Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καβάλας, μέχρι την 7/10/2010, 
(ΦΛικής εταιρείας 6 - 1ος όροφος, τ.κ. 65 403, Πληρο¬ 
φορίες: Δέσποινα Γκοντιβού, τηλ: 2510- 450564) και από 
τα γραφεία της Υποδ/νσης Τεχνικής Θεσσαλονίκης της 
Δ/νσης Τεχνικής και Στέγασης της Διοίκησης του ΙΚΑ 

- ΕΤΑΜ, (Κομνηνών 26 - 5ος= όροφος, τ.κ. 546 24, τηλ: 
2310-373402-373411, Ραχ: 2310 273640). 

Θεσσαλονίκη, 7 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών 
(Υπογραφή) 

-♦- 

(23) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Αριθμ. Δ7/3819 

Στο ΦΕΚ 376 Δ.Δ.Σ/27-8-2010 στις σελίδες 5883 και, 
5884 επιφέρεται η εξής διορθώσεις: 

Α. Στην σελίδα 5883 και συγκεκριμένα στην 18η σειρά, 

από το εσφαλμένο: «-ποσό 1.199.392,32 Ε για συνολική 
δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ», 

στο ορθό: «-ποσό 262.367,07 Ε για ΓΕ και ΟΕ (28%)». 


Β. Στην σελίδα 5884 στην 14η σειρά, 

από το εσφαλμένο: «την Παρασκευή 17-9-2010» , στο 

ορθό: «την Πέμπτη 16-9-2010». 

(Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) 

-♦- 

(24) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

Αριθμ. 10829 

Το Νοσοκομείο Σερρών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με 
το Ν. 3867/10, αρθ. 27, παρ. 12, στις διακηρύξεις που 
έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα και δεν έχει λήξει η 
προθεσμία υποβολής προσφορών προστίθεται ο όρος 
«Οι υποψήφιοι υποχρεούνται, επί ποινή απαραδέκτου 
της προσφοράς τους, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλω¬ 
ση με τις τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων που 
προσφέρονται, στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οικονομικές προσφορές ανώτερες από το μέσο 
όρο των τιμών δεν θα γίνονται δεκτές. 

Σέρρες, 6 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΞΕΝ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμ . οικ. 41974 

Ανακοινώνουμε ότι στις 18/10/2010, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί στη Νομαρχία Αθηνών 
(Συγγρού 15-17, Αθήνα 117 43, 6 ος Όροφος, αίθουσα Νο¬ 
μαρχιακού Συμβουλίου) ο παρακάτω δημόσιος ανοικτός 
μειοδοτικός διαγωνισμός: 

1. Δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη 
μεταφορά μαθητών των Ειδικών σχολείων, των σχολείων 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και των Μουσικών σχολείων 
αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών, με λεωφορεία και ταξί, 
για το σχολικό έτος 2010-2011, προϋπολογισμού 2.269.714,36 
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Διακήρυξη 111/2010. 

Πληροφορίες και αντίγραφα των διακηρύξεων δίδο¬ 
νται από το Τμήμα Οικονομικών της Διεύθυνσης Παιδεί¬ 
ας Νομαρχίας Αθηνών (Βούλγαρη 2 και Πειραιώς, Αθήνα, 
8ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
09:00 έως 14:00 και στα τηλέφωνα: 213 2101752 - 755. Η 
διακήρυξη έχει επίσης αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σε¬ 
λίδα της Νομαρχίας Αθηνών: Ιιίίρν/ηοηη-αΙΝηαδ.ρον.ρι· 

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2010 

Η Αντινομάρχης 
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

-♦- 

(26) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 32955 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 
19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/01) «Προ¬ 
μήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των 
Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις, του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) 
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«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και του Π.Δ. 60/07 
(ΦΕΚ 64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης-11-05» και του Ν. 3580/07 
«Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατά¬ 
ξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3846/2010, άρθρο 24, 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια, 75.000 κιλών 
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, για ένα έτος, συνολικής προϋπολο- 
γισθείσας δαπάνης 83.780,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Στις 11-10-2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 40/10 απαιτεί¬ 
ται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες τις 
εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από το 
Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 και 408 

Νίκαια, 23 Αυγούστου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

1. Αναθέτουσα Αρχή: 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

2. Προϋπολογισμός του έργου - χρηματοδότηση: 

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΔΙ¬ 
ΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», Πρόσκληση 36, ο Δήμος 
Δεσκάτης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό προϋπολο¬ 
γισμού δαπάνης τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων έντεκα 
ευρώ (30.911,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

3. Περιγραφή του αντικειμένου του έργου: 

Το αντικείμενο της προκήρυξης αφορά τη «Λειτουργι¬ 
κή Ενοποίηση Υφισταμένων Πληροφοριακών Συστημά¬ 
των και Ενοποίηση Δεδομένων Δήμου Δεσκάτης» στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης». 
Αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της προκήρυξης. 

4. Χρόνος υλοποίησης του έργου: 

Η υλοποίηση των έργου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
μέσα σε εννιά μήνες από την ημερομηνία υπογραφή 
της σύμβασης του. 

5. Διάθεση της προκήρυξης: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την προ¬ 
κήρυξη και το συνοδευτικό σχετικό υλικό από τα γραφεία 
του Δήμου Δεσκάτης Δημαρχείο, όλες τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00-14:00 και 
Παρασκευή από 09:00 έως 13:00, μέχρι την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

6. Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών: 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους συμμε- 
τέχοντες ή από το νόμιμο εκπρόσωπο τους στα γραφεία 
του Δήμου Δεσκάτης Δημαρχείο, Τ.Κ. 51200, μέχρι τις 


27/9/20010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 Οι προσφορές 
είναι δυνατόν είτε να υποβάλλονται στην Επιτροπή Δι¬ 
αγωνισμού κατά την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι 
την ώρα διενέργειας του, είτε να αποστέλλονται με 
οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνεται από¬ 
δειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρ¬ 
χονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη 
ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού 
και ώρα 14:00 

7. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών: 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιη¬ 
θεί στις 27/09/2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στα 
γραφεία του Δήμου Δεσκάτης. 

8. Εγγυήσεις συμμετοχής: 

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο Διαγω¬ 
νισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού 
να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή το ποσό των 
χιλίων πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ (1.546,00 €). 

9. Νομική μορφή των διαγωνιζομένων - δικαίωμα συμ¬ 
μετοχής: 

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ένωση αυτών οι οποίοι 
έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης επάγγελμα συνα¬ 
φές προς το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

10. Ισχύς των προσφορών: 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέ- 
ροντες για δύο (2) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από 
την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
Προσφορών. Κριτήρια ανάθεσης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προ¬ 
σφορά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

11. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις 
για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και 
22/9/2010 τηλεφωνικά με επικοινωνία με τον Καραστέρ- 
γιο Ευθύμιο, στον αριθμό 24623-51109 

Δεσκάτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΓΚΟΣ 

-♦- 

(28) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Αριθμ. 824/Β132209 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι¬ 
κού (ΟΑΕΔ) προκηρύσσει, σύμφωνα με την με αριθ. 
3143/30/27.7.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
αυτού, την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΠΑ & ΤΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΣΤΟ ΚΕΤΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΠΑ2», που 
θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008, όπως ισχύει 
κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας για δη¬ 
μοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, με το σύστημα προσφο¬ 
ράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» και το κριτήριο 
ανάθεσης αποκλειστικά την «χαμηλότερη τιμή», συνολι¬ 
κής κατά τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δαπάνης 
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490.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), που χρηματοδοτείται από 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ. Η κατάθεση 
των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (οδός Δωδεκανήσου 6, 
Ανω Καλαμάκι, Αλιμος Αττικής) ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 28η Σεπτεμβρί¬ 
ου, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της 
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί 
με ΡΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 
τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του δια¬ 
γωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικα¬ 
σία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις 
νέες αυτές ημερομηνίες (εφόσον συντρέξει περίπτωση) 
μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγω¬ 
νισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι 
που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. 
Στην περίπτωση αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους 
ενδιαφερομένους μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν 
το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμε- 
τράται). 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 1. Με¬ 
μονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον καλύπτουν τις παρακάτω κατηγορίες έργων 
και τάξεις: 

(1) Εφόσον το δημοπρατούμενο έργο βρίσκεται εντός 
του Νομού της έδρας της επιχείρησης ή εντός του 
δεύτερου Νομού που αναγράφεται στη βεβαίωση εγ¬ 
γραφής της επιχείρησης στο ΜΕΕΠ, την κατηγορία οι¬ 
κοδομικών έργων και την τάξη Α2 ,1η ή 2η καθώς και 
την κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων και την 
τάξη Α2 ή 1η ή 2η. 

(2) Εφόσον το δημοπρατούμενο έργο βρίσκεται εκτός 
των Νομών που αναφέρονται παραπάνω, την κατηγορία 
οικοδομικών έργων και την τάξη Α2 ή 1η ή 2η καθώς 
και την κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων και 
την τάξη Α2 ή 1η. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 


παρ. 7 του Ν. 3669/2008 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 
του Ν. 3669/2008. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και την υποβολή 
οικονομικής προσφοράς απαιτείται η κατάθεση εγγύη¬ 
σης συμμετοχής ποσού 7.890,00 ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να προβούν στη σύ¬ 
νταξη και υποβολή της προσφοράς των, μπορούν να 
παραλάβουν τα απαραίτητα στοιχεία του διαγωνισμού 
(τεύχη και έντυπα) προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και μεταξύ των ωρών 9:00-13:00 στα γραφεία 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ - Τμήμα 
Γραμματείας (οδός Δωδεκανήσου 6, Ανω Καλαμάκι, Άλι- 
μος Αττικής, 1ος Όροφος, Γραφείο 120, Τηλ. 210-9965121), 
αφού προηγουμένως καταβάλλουν το αντίτιμο της δα¬ 
πάνης αναπαραγωγής τους -που ανέρχεται στο ποσό 
των 15,00 ευρώ - στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονο¬ 
μικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (οδός Εθν. Αντίστασης 8, 
Τράχωνες, Αλιμος Αττικής, 2ος Όροφος, Γραφείο 208, 
Τηλ. 210-9989514-516). Τα παραπάνω στοιχεία θα δια¬ 
τίθενται τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την 
ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμε- 
τράται η ημέρα του διαγωνισμού). 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2010 

Ο Διοικητής 
Η. ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
-♦- 

(29) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ. 12043 

Ανακοινώνουμε ότι το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», προκη¬ 
ρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη 
χορηγητή διαλυμάτων Τεχνητού Νεφρού σύμφωνα με 
την αριθμ. 9/5-5-2010 (θέμα 14°) απόφαση Δ.Σ. και κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για ένα έτος 
με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου τη δίμηνη 
παράταση της σύμβασης. (Α.Δ. 60/2010). 

Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συ¬ 
νολικά στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(120.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 6η 
Οκτωβρίου 2010 ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης την 12:30 
μ.μ. της αυτής ημερομηνίας (6-10-2010), στο γραφείο 
Προμηθειών. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 
6-10-2010 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται στο 
5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 
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Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ 1511 του προ¬ 
ϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 7η-9-2010. 

Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από το 
Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγοράς. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:30 
π.μ. έως 14:30 μ.μ. από το Γ ραφείο Προμηθειών τηλ. 
210-745.65.50. 


Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

-♦- 

(30) 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 


Αριθμ. Διακ. 1 


1. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
(Διεύθυνση: Τέρμα Σισμάνογλου Τ.Κ..69100 ΤΗΛ. 25310/21- 
112.ΡΑΧ. 25310/32-969) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας 
για ένα έτος. 

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

3. Α) Τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών 
ορίζεται η αποθήκη του Γενικού Καταστήματος Κρά¬ 
τησης Κομοτηνής. 

Β) Φύση και προϋπολογισμός ζητουμένων προϊό¬ 
ντων: 



Προϋπ/σα Αξία 

ΕυΒΟ 

α. Αυγά Φρέσκα 

(Ομάδα Α) » 

3.000,00 

β. Είδη Τυροκομικά 

(Ομάδα Β) » 

23.700,00 

γ Είδη Γαλακτοκομικά 

(Ομάδα Γ) » 

23.500,00 

δ. Είδη Ζαχαροπλαστικής 

(Ομάδα Δ) » 

10.800,00 

ε. Είδη Αρτοποιείου(άρτ.τ.70%) 

Ομάδα Ε) » 

55000,00 

στ. Είδη Παντοπωλείου 

(Ομάδα ΣΤ) 

26.300,00 

ζ,Ρύζι 

(Ομάδα Ζ) » 

3.000,00 

η. Όσπρια 

(Ομάδα Η) 

5.200,00 

θ. Ζυμαρικά 

(Ομάδα θ) » 

6.300,00 

ι. Σαλάτες σε μορφή κρέμας 

(Ομάδα 1) » 

4000,00 

ια. Είδη Οπωρολαχανικά Νωπά 

(Ομάδα ΙΑ) » 

45050,00 

ιβ. Κατεψυγμένα Λαχανικά 

(Ομάδα ΙΒ) » 

4.600,00 

ιγ. Κατεψυγμένα Ψάρια -θαλασσινά 

(Ομάδα ΙΓ) » 

12.300,00 

ιδ. Φρέσκα Ψάρια 

(Ομάδα ΙΔ) » 

26.250,00 

ιε. Είδη Κρεοπωλείου Νωπά 

(Ομάδα ΙΕ) 

60.380,00 

ιστ. Πουλερικά Νωπά 

(Ομάδα ΙΣΤ) 

19.250,00 

ιζ. Πίτσα σφολιάτα 

(Ομάδα ΙΖ) 

9.300,00 

ιη. Ελαιόλαδο-Ηλιέλαιο 

(Ομάδα ΙΗ) 

19000,00 

ιθ. Είδη Μπαχαρικών 

(Ομάδα 10) » 

663,00 


Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχε¬ 
ται στα 357.593,00 ΕΥΡΩ ( εκτός Φ.Π.Α.) και αναφέρεται 
στο χρονικό διάστημα από 1-4-2011 έως 31-3-2012 με 
δικαίωμα της Υπηρεσίας για δίμηνη παράταση μονομε- 
ρώς, χωρίς άλλη διαδικασία (με απλή ειδοποίηση). 

Γ) Οι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλ¬ 
λουν προσφορά για μία ή και περισσότερες ομάδες, 
θα πρέπει να προσφέρουν τιμές για όλσ τα είδη των 
συγκεκριμένων ομάδων για τα οποία υποβάλλουν προ¬ 
σφορές, η κατακύρωση όμως θα γίνει κατά είδος και 
όχι κατά ομάδα. 


4. Οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές για ένα έτος 
από την υπογραφή της σύμβασης, 

5. Η επωνυμία και η διεύθυνση της Υπηρεσίας μας 
από όπου μπορούν να ζητηθούν αντίτυπα της σχετικής 
διακήρυξης αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

6. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται: 

Το αργότερο μέχρι 26-10-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00» π.μ. στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κομοτη¬ 
νής, γραφείο Λογιστήριο. Προσφορές μπορούν επίσης 
να αποστέλλονται στην ίδια υπηρεσία με οποιονδήπο- 
τε τρόπο επί αποδείξει με την προϋπόθεση ότι αυτές 
θα περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την 
προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού με ευθύνη του προσφέροντος (δηλαδή 
μέχρι 25-10-2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ). 

7. Γλώσσα που πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές 
ορίζεται η Ελληνική. 

8. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 26- 
10-2010 στο Λογιστήριο του Καταστήματος Κράτησης, 
ώρα 10:30 π.μ. σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής. 

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυ¬ 
ητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 5% της προϋπο- 
λογισθείσης αξίας (με Φ.Π.Α) για κάθε ομάδα ειδών για 
την οποία θα υποβάλλουν προσφορά οι προμηθευτές. 
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Γ ενικό 
Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής και θα εκδίδεται υπέρ 
του συμμετέχοντος. 

10. Η προμήθεια βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 
Ο τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορί¬ 
ζονται στη Διακήρυξη. 

11. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμη¬ 
θευτές επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη 
της διενέργειας του διαγωνισμού. 

12. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης, η χαμηλό¬ 
τερη τιμή. 

13. Ημερομηνία αποστολής της «Περίληψης Διακήρυ¬ 
ξης» στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
3-9-2010. 

14. Λοιπές πληροφορίες στη Διακήρυξη, ή στο τηλ. 
25310/21-112 από 08:00’ έως 2:30’ κατά τις εργάσιμες 
ημέρες.- 

Κομοτηνή, 7 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ 

-♦- 

(31) 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Αριθμ. 4285363 

Ανακοινώνουμε ότι ο ΕΔΙΣΥ Α.Ε διενεργεί τους παρα¬ 
κάτω ανοικτούς διαγωνισμούς: 

1) Αριθ .Διακ: 10031: ΘΕΜΑ: Προμήθεια: Συμπιεστής 
εμβολοφόρος Η/Α ΩΕ3ΙΒΟ, Α/Α ΜΑΝ & Α/Α ΒΑΙΕΒΙΙ5, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.270 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 
18.782 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης αυτών μέχρι την 19η Οκτωβρίου 2010 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ ακριβώς στον 9°όροφο στο 
κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

2) Αριθ. Διακ: 10022: ΘΕΜΑ: Προμήθεια: Αρθρωτών 
αξόνων ΟΑΒΩΑΝ των Α/Α ΜΑΝ κατ. 2000 και Α/Α 1.0. 
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προϋπολογιζόμενης δαπάνης 33.440 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
και 41.131 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης αυτών μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2010 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ ακριβώς στον 9° όροφο στο 
κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

3) Αριθ. Διακ. 10017: ΘΕΜΑ: Ειδικών Εργαλείων Η/Α 
ϋΕδΙΒΟ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 26.000 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ και 31.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 23%. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης αυτών μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2010 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ ακριβώς στον 9°όροφο στο 
κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

4) Αριθ. Διακ: 10030: ΘΕΜΑ: Ανταλλακτικών Η/Α ϋΕδΙΒΟ, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50.505 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
και 62.122 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης αυτών μέχρι την 19η Οκτωβρίου 2010 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. ακριβώς στον 9°όροφο στο 
κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

5) Αριθ Διακ: 10026: ΘΕΜΑ: Προμήθεια: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ¬ 
ΚΩΝ Α/Α δΤΑϋΙΕΒ». 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ #62.783,00# ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α και #77.223,00# ευρώ συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του Φ.ΠΑ 23%. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης αυτών μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2010 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ ακριβώς στον 9°όροφο στο 
κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

6) Αριθ. Διακ: 10027: ΘΕΜΑ: Προμήθεια: «ΑΝΤΑΛΛΑ¬ 
ΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΗΑ/Α ϋΕδΙΒΟ». ΠΡΟ- 
ΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ #45.111,00# ευρώ χωρίς 


Φ.Π.Α και #55.486,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 23%. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης αυτών μέχρι την 26η Οκτωβρίου 2010 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 12;30 μ.μ ακριβώς στον 9°όροφο στο 
κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

7) Αριθ .Διακ: 10028: ΘΕΜΑ: Προμήθεια: «ΡΥΘΜΙΣΤΗ 
ΣΤΡΟΦΩΝ (ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΒΑΟ)». 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ #40.110,00# ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α και #49.335,00# ευρώ συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του Φ.Π.Α. 23%. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης αυτών μέχρι την 26η Οκτωβρίου 2010 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ ακριβώς στον 9° όροφο στο 
κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

8) Αριθ Διακ: 10020 ΘΕΜΑ- Προμήθεια: ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙ¬ 
ΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ Α/Α ΒΑΙΙ_ ΒΙΙδ & Η/Α ϋΕδΙΒΟ ». ΠΡΟΫΠΟΛΟ- 
ΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ #17.295,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και 
#21.273,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης αυτών μέχρι την 2η Νοεμβρίου 2010 ημέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.30 μ.μ ακριβώς στον 9°όροφο στο 
κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ, 
καθημερινώς από 11:00 - 13:00 σε: 

1) ΑΘΗΝΑ: Καρόλου 1-3, γραφείο 229, τηλ. 210- 5297229- 
230 

2) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μαργαροπούλου 7, τηλ. 2310-599117, 
599122. 

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2010 
Ο Διευθυντής Εφοδιασμού 
ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ 
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